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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 152 

14 Μαρτίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 24632/2367 

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, διενερ¬ 
γεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο 
εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», με 

προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία 
οδοποιίας, με προϋπολογισμό 159.172,03 ΕΥΡΩ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 08-04-2014 
και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/2008. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών'Εργων, της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξεις: Α2 ή 1η ανεξάρτητα από την έδρα 
τους ή 2η τάξη με έδρα τους Νομούς Ιωαννίνων ή Αρτας 
ή Πρέβεζας ή Θεσπρωτίας, στην κατηγορία οδοποιίας, β) 
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με σχε¬ 
τική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του ΜΕΕΠ και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι 
από τα ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 


Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 3.184,00 ΕΥΡΩ και δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
επτά (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. 

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 
030 με ΚΑ 2008ΕΠ03000012. Η πληρωμή θα γίνεται στα¬ 
διακά ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται μέχρι τις 03-04-2014 στο τηλ.: 2651087401, 
ΡΑΧ: 26510 87449, αρμόδιος υπάλληλος: Μπακανιάρης 
Ε., στη Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων, της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 - 452 21 - Ιωάννινα και τη 
διαδικτυακή διεύθυνση νννννν.ράρ.ςον.ςΓ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα, 10 Μαρτίου 2014 
Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 24638/2368 

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, διενερ¬ 
γεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Καλπάκι - Κόνιτσα - Όρια 

νομού», με προϋπολογισμό 120.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο 
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κα¬ 
τηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 97.134,06 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 08-04-2014 
και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/2008. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών'Εργων, της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: Α2 ή 1η ανεξάρτητα από την 
έδρα τους ή 2η τάξη με έδρα το Νομό Ιωαννίνων, στην 
κατηγορία οδοποιίας, β) κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. 
για έργα κατηγορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), γ) αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με σχετική από¬ 
φαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
ΜΕΕΠ και δ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι 
από τα ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1.943,00 ΕΥΡΩ και δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
επτά (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. 

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 
030 με ΚΑ 2013ΕΠ03000011. Η πληρωμή θα γίνεται στα¬ 
διακά ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται μέχρι τις 03-04-2014 στο τηλ.: 2651087401, 
ΡΑΧ: 26510 87449, αρμόδιος υπάλληλος: Μπακανιάρης Ε., 
στη Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων, της Περιφέρειας Ηπεί¬ 
ρου, Πλατεία Πύρρου 1 - 452 21 - Ιωάννινα και τη διαδι- 
κτυακή διεύθυνση νννννν.ρίιρ.ςον.ςιΐ'. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα, 10 Μαρτίου 2014 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 19368/2975 /ΦΕ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων δι¬ 
ακηρύττει ότι εκθέτει σε ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστη¬ 
μα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 3α και του άρθρου 5 
του Ν. 3669/2008 «της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 


κατασκευής δημοσίων έργων», ΦΕΚ Α'116/2008 καθώς 
και όλες τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου για την δη- 
μοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ - 2013», Προϋπολο¬ 
γισμού 355.004,61 € (με το Φ.Π.Α. 23%) ήτοι ποσό για 
δημοπράτηση 287.310,08 ΕΥΡΩ, (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) Κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής του 
Ν. 3669/2008 και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Στα πλαίσια του έργου θα εκτελεσθούν εργασίες απο¬ 
καταστάσεις ασφαλτοτάπητα σε οδικούς άξονες της Νή¬ 
σου Λευκάδας, τοποθέτηση σιδηρών σχαρών, τοποθέτηση 
ανακλαστήρων οδοστρώματος και διαγράμμιση οδοστρώ¬ 
ματος σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού, αντικατάσταση 
στηθαίων ασφαλείας και καθαρισμός τάφρων. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 
(Διοικητήριο) την 1η μηνός Απριλίου του έτους 2014 ημέρα 
Τρίτη (και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ.). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν φάκελο 
προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήματα του έργου 
ή εναλλακτικές προσφορές. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ή στην 3η τάξη με έδρα 
το Νομό Λευκάδας ή δεύτερο το Νομό Λευκάδας που 
δηλώνεται στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.747,00 € που θα 
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του 
έργου και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι ( 6) μηνών 
και 30 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 και 3 
του Ν. 3669/2008 και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα 
έξι ( 6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προ¬ 
σφορών (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) μήνες. 

Τα απαιτούμενα δέκα (10) μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(υπολογιζόμενο με βάση τον προϋπολογισμό του έρ¬ 
γου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ’ ονόματι 
του διαγωνιζομένου). Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του 
μηχανόσημου καλύπτεται με ακέραιο μηχανόσημο. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ 
022 στην οποία συμπεριλαμβάνεται το επί θέματι έργο ως 
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υποέργο της ΠΕ Λευκάδας με α/α 4 με τίτλο « Συντήρηση 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας-2013» του 
έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - 2013.» με Κ.Α. 2013ΕΠ0220001 
της ΣΑΕΠ 022 εγκριθείσας πίστωσης 355.004,61 €. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(Προϊσταμένη Αρχή). 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετι¬ 
κών της δημοπρασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
υποδοχής του κοινού στα γραφεία Διευθύνσεως Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Π.Ι.Ν. (Δι¬ 
οικητήριο Λευκάδας) μέχρι και 27-03- 2014 ημέρα Πέμπτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26453 60760 Πολίτη Βησ- 
σαρία. 

Λευκάδα, 10 Μαρτίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Αριθμ. ΤΤ. Οικ.24793/1151 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέ¬ 
ρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει δημοπρασία, κατά 
την ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές, με 
το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 
4 παρ. β’ και του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), για 
την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΤΗΝΟΥ (2014)», προϋπολο¬ 
γισμού μελέτης 180.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 15-4-2014 και ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γραφεία 
της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων Κυκλάδων της Περιφέρει¬ 
ας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00, ΣΥΡΟΣ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην Α2, και 1η τάξη ανε¬ 
ξαρτήτου έδρας, και στην 2η τάξη εντός νομού έδρας, 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του Π.Δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 


γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορίζεται 
το ποσό των 2.957,45 ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης του έργου (άνευ αναθεωρήσεων 
και ΦΠΑ). Η εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008 
και θα απευθύνονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της ενώ η ισχύς της θα είναι για 
τουλάχιστον διακόσες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.Π 67) της Πε¬ 
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνο¬ 
νται στα Γραφεία της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων Κυ¬ 
κλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, 
Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ, τηλέφωνο: 22810 82410, τηλεομοιο¬ 
τυπία: 22810 84124, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ερμούπολη, 7 Μαρτίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 

I. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 


Αριθμ. 36828 

1. Ο Δήμαρχος ΠΑΤΡΕΩΝ Νομού Αχαΐας, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ» με συνολικό 
προϋπολογισμό 96.057,66 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 23%. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 
66.956,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 10.448,90 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από το Δήμο Πατρέ- 
ων στα γραφεία της οδού Μαιζώνος 147, 3ος όροφος 
Τ.Κ. 26221 ΠΑΤΡΑ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λ,π) από την έδρα της υπηρεσίας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-Η/Μ, οδός Παντα- 
νάσσης 30, 3ος όροφος, Τ.Κ. 26221 ΠΑΤΡΑ μέχρι και την 
Πέμπτη 27/3/2014 και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμε¬ 
νη εργάσιμη, με καταβολή αντιτίμου για τη δαπάνη ανα¬ 
παραγωγής του ύψους 20 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (πρώην ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Πληροφορίες στο τηλ.:2610-966280, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2610-966311, αρμόδιος Υπάλληλος για επικοινωνία 
Δαρσινός Βασίλειος 
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4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1/4/2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγω δε 
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με ίεχ πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύ¬ 
τερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλό- 
τητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 
6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε). 

6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά και Α1 ή Α2 ή 1η για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικά ή εμπειροτέχνες εγγε¬ 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα και έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής βάσει των ορίων του προϋπολογισμού και 
της κατασκευαστικής εμπειρίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμέ¬ 
να είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται 
επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 


ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων καΤ εφαρμογή 
της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγο¬ 
ρία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται, κατά 
τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/2008, κατάθεση 
εγγυητικής συμμετοχής ύψους 1.548,11 ΕΥΡΩ) και ισχύ του¬ 
λάχιστον επτά (7) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι 
(6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

8. Διάρκεια εκτέλεσης έργου: 4 μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

9. Χρηματοδότηση: Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από 
το Υπουργείο Πολιτισμού 

10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕ¬ 
ΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-Η/Μ, Παντανάσσης 30, 3ος όροφος, 
(Τ.Κ. 26221) τηλ:2610 966280 & ΡΑΧ: 2610-966311, β-τηβΑ: 

νδΐ3πΐθρ@ρ3ΐΓ35·9Γ. 

Πάτρα, 7 Μαρτίου 2014 
Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
Αριθμ. 1810 

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό του υποέργου 4 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘ¬ 
ΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» με προϋπο¬ 
λογισμό 272.448,81 € (με Φ.Π.Α.). του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ». 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στον οικισμό της Αδρια- 
νής του Δήμου Παρανεστίου. Εντός της έκτασης υπάρ¬ 
χει κτιριακή εγκατάσταση με χρήση Σχολείου πρωτο¬ 
βάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
έργου είναι: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κτι- 
ριακού κελύφους, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης 
οροφής, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, 
αντικατάσταση λέβητα με νέο λέβητα καύσης βιομάζας, 
σύστημα αυτόματου ελέγχου θέρμανσης, αντικατάστα¬ 
ση φωτιστικών σωμάτων, σύστημα αυτόματου ελέγχου 
φωτισμού και εγκατάσταση φωτοβολτάίκού συστήματος. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών. 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ενδεικτικό προϋπο¬ 
λογισμό 141.122,84€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και 
απρόβλεπτα 15% 

β) κατηγορία Η/Μ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 76.406,48 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στις 217.529,32€ ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ,λπ.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο 
προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα 
γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας που στεγάζονται στο 
Δημαρχείο Παρανεστίου, έως και την Πέμπτη 27-03-2014. 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2524350110-2524350112, 
ΡΑΧ 2524022571, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Καρακασίδου Μαρία, Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01-04-2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε 
λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί κα¬ 
μιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ ή ΕΜΑΙί πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του δια¬ 
γωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η, 2η τάξη εντός νομού 
ή Α2,1η τάξη εκτός νομού ή σε αναβάθμιση 2ΧΑ1 εντός 
- εκτός νομού, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με 
προϋπολογισμό 141.122,84€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&Ε018% 
και απρόβλεπτα 15%) και εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην 
Α1, Α2,1η τάξη εντός και εκτός νομού για έργα κατηγορί¬ 
ας Η/Μ με προϋπολογισμό 76.406,48 (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ&Ε018% και απρόβλεπτα 15%), ή κοινοπραξίες αυτών 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 


συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες. 

5. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συ¬ 
νοχής (Κωδικός Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ07580321 με κωδικό 
ΜΙ3 356936) 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου 

Παρανέστι, 10 Μαρτίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. 564 

Ο Δήμος Ελαφονήσου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣ- 
ΤΡΩΣΗ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ με προ¬ 
ϋπολογισμό 89.427,58 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 23%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την πρώτη (1) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του 
Δήμου με το σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό του τιμολογίου της 
10/2014 εγκεκριμένης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μο- 
νεμβασίας (άρθρο 5 του Ν. 3669/2008). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.τ,λ.) από το Δημαρχείο του Δήμου Ελα¬ 
φονήσου μέχρι τις 27 Μαρτίου ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27340-61238,ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27340-61338, Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

3.1. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 
ή Α2 ή 1η στην κατηγορία Οδοποιίας. 

3.2. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη -μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την 
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στα οποία τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
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3.3. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά)με το δημοπρατούμενο. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρα- 
τούμενων εργασιών της μελέτης δηλαδή το ποσόν των 
1454,11 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΑΑ 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3263/04 απαιτού¬ 
νται πρόσθετες εγγυήσεις ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ όταν το όριο 
της έκπτωσης υπερβαίνει το ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ(12%). 


7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 120 ημέρες. 

8. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί 
έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακο¬ 
λουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 
(άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάσταση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του 
Ν. 3481/06). 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Ελαφονήσου. 

Ελαφόνησος, 5 Μαρτίου 2014 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗ 


-♦- 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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Αριθμ. Διακ. 01/2014 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη τεσσάρων (4) 
κτιρίων (Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα: κτίρια 1, 2, 3 - Κτίριο οδού Αριστοτέλους 3 - Κτίριο οδού Λαγουμι- 
τζή (ΔΕΣΚΟΙ) και Κτίριο οδού Λαγουμιτζή 15) του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρία φύλαξης για 
χρονικό διάστημα από 1/4/2014 έως και 31/12/2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180.000,00€ (συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και μηνιαίως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.), δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892.00 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού 
έτους 2014, με αριθμό Διακήρυξης 01/2014. 


Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

14/3/2014 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

Πηγή Χρηματοδότησης 

180.000,00€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και μηνιαίως δεν 
θα υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.). 

Τακτικός προϋπολογισμός ΚΑΕ 0892.00 έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 130572/1Β/23-10-2012 απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
(ΑΔΑ Β43Γ9-ΛΘΙ) 

Ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού και λήξη προθεσμίας 
κατάθεσης προσφορών: 

4/4/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι την ημέρα και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και 4/4/2014, ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 11:00 π.μ. Κατάθεση στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου 
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136,17671 
Καλλιθέα, Αθήνα. 

Γλώσσα: 

Ελληνική 


Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 4/4/2014, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. Υπάρχουν ειδικές προδια¬ 
γραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 210-920.1441-2, φαξ. 210-9238702, 
αρμόδιος υπάλληλος Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, Λιάμης Κλεάνθης, στο Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση: Λεωφ. 
Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα. 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2014 

Ο Πρύτανης 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 6/2014 

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» προκηρύσσει Διεθνή Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό Δημοσίου στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2012 
- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013, για την προμήθεια «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ» για τις ανάγκες των Νοσοκομείων του, με 
αριθμό Διακύρηξης 6/2014. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως 
και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη. 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η προσφερόμενη έκπτωση επί 
τοις % επί της τιμής των ειδών στη μέση διαμορφού- 
μενη λιανική τιμή (Μ.Λ.Τ.) πώλησης του είδους. Προϋπο¬ 
λογισμός: 314.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1511, 
Κωδικός ΩΡ\/: 15500000-3. Τόπος παράδοσης: Αποθήκες 
Νοσοκομείων. Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 
7/5/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ καιΏρα 14:00 στο Τμήμα Γραμ- 
ματείας του Νοσοκομείου (Λεωφ. Κνωσσού - παλιό κτί¬ 
ριο Πανεπιστημίου Κρήτης). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 
8/5/2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ καιΏρα 10:00 στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου (Λεωφ. Κνωσσού - παλιό κτί¬ 
ριο Πανεπιστημίου Κρήτης). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙ¬ 
ΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: 11/3/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 14/3/2014 

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα είδη θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν. 
νβπίζθΙθίο.ΟΓ απ' όπου θα πρέπει να δημιουργηθεί ηλε¬ 
κτρονικό αρχείο μέσω του προγράμματος ΗθΓπιοε 8.1.6. 

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 
π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

Ηράκλειο, 6 Μαρτίου 2014 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 26764 

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 ΚΔΕ)) για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση 
ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους 
Δ.Ε. Βόλου- Νέας Ιωνίας έτους 2014» προϋπολογισμού 
δαπάνης ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€) μη συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης. Η εγκε¬ 
κριμένη πίστωση για το 2014 είναι 55.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει την πρώτη ( 1η) του μηνός 
Απριλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στο Κτίριο Σπίρερ, Μι- 
κρασιατών 81 με Μακρινίτσης, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α1 & άνω για 
έργα οδοποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε χί¬ 
λια εξακόσια ευρώ (1.600,00 €) που θα παρέχεται σύμ¬ 
φωνα με τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/2008 
ΚΔΕ, και θα απευθύνεται στο Δήμο Βόλου. 

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε δώ¬ 
δεκα (12) μήνες 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Μι- 
κρασιατών 81 κτίριο Σπίρερ στο Βόλο τηλ. 24210 97503). 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Βόλος, 7 Μαρτίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονί¬ 
ας διενεργεί Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την 
προμήθεια «Μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης των 
μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης και Ταγαράδων της ΠΕ Θεσσαλονίκης 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας- έτους 2014». 

Προϋπολογισμός: 119.187,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 23%. 

Τόπος Παράδοσης: Κεντρικά γραφεία Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης προσφορών: Πέμπτη 03 Απριλίου 
2014 και ώρα 10.30 π.μ. 

Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης: 
Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης για το σύνολο της προμήθειας και 
ανέρχεται στο ποσό των 5.959,35 ευρώ. Σε περίπτωση 
που υποβληθεί μερική προσφορά για κάποια ή κάποιες 
από τις ομάδες χημικών, τότε το ποσό της εγγυητικής 
επιστολής, θα αφορά αθροιστικά το σύνολο του προϋ¬ 
πολογισμού της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες 
υποβάλλεται προσφορά. 

Η πλήρης διακήρυξη διατίθεται στα γραφεία του Πε¬ 
ριφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις 
εργάσιμες μέρες και από ώρα 8.00 έως 14.30. 

Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 2310508800 και ίαχ. 
2310508787. 

Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2014 

Ο Διευθυντής Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ 
Αριθμ. 153 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω, προκηρύσσει ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
«Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων - κτιρίων» ΔΕ Ηρακλει- 
δών, προϋπολογισμού 19.903,95€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δη¬ 
μοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που βρίσκεται Ρήγα Φε- 
ραίου 11 - 85300 Κως - Α' όροφος, την 24-3-2014 ημέρα 
Δευτέρα. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 12:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος, φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της διακήρυξης. Μαζί με την προσφο¬ 
ρά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που 
ανέρχεται στο πόσο των 400,00 ευρώ. 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφο¬ 
ρών και για όσες αποστέλλονται ταχυδρομικά, είναι η 
Δευτέρα 24-3-2014 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που βρίσκεται Ρήγα 
Φεραίου 11 - 85300 Κως - Α' όροφος, Τηλ: 22420-29130, 
Ραχ: 22420-29120, οπιαίΙ: άΙΙΙ<ο1@οΙθηΘΐ.9Γ· 

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέ¬ 
λεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/80, όπως ισχύουν, ενώ οι 
προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν 
τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν είκο¬ 
σι (120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, με χρέωση πέντε (5) 
ευρώ, όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να 
ζητηθούν από την Παρασκευή 14.3.2014 έως και την Πα¬ 
ρασκευή 21.3.2014, από τις 9:30 π.μ. έως και τις 12:30 μ.μ., 
στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, Ρήγα 
Φεραίου 11 - 85300 Κως - Α' όροφος, Ε. Πεταλάς, Τηλ: 
22420-29130, Ραχ: 22420-29120, οπιαίΙ: άΙΙΚο1@οΙθΠθ1.9Γ. 

Κως, 5 Μαρτίου 2014 
Ο Πρόεδρος 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΑΚΚΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ 
Αριθμ. 154 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Κω, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου 
για «Παροχή φύλαξης Λιμένα ΚΩ», προϋπολογισμού 
240.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό 
διάστημα δέκα (10) μηνών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δη¬ 
μοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που βρίσκεται Ρήγα Φε¬ 
ραίου 11 - 85300 Κως - Α' όροφος, την 24-3-2014 ημέρα 
Δευτέρα. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της διακήρυξης. Μαζί με την προσφο¬ 
ρά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που 
ανέρχεται στο πόσο 12.000,00 ευρώ. 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφο¬ 
ρών και για όσες αποστέλλονται ταχυδρομικά, είναι η 


Δευτέρα 24-3-2014 και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που βρίσκεται Ρήγα 
Φεραίου 11 - 85300 Κως - Α' όροφος, Τηλ: 22420-29130, 
Ραχ: 22420-29120, οπιβίΙ: άΙΙΙ<ο1@οΙθηβ1.9Γ. 

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Γ ια την εκτέ¬ 
λεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/1980, όπως ισχύουν, ενώ οι 
προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν 
τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν είκο¬ 
σι (120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, με χρέωση δέκα (10) ευρώ, 
όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να ζητη¬ 
θούν από την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 έως και την 
Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, από τις 9:30 π.μ. έως και τις 
12:30 μ.μ., στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
ΚΩ, Ρήγα Φεραίου 11 - 85300 Κως - Α' όροφος, Ε. Πεταλάς, 
Τηλ: 22420-29130, Ρ3Χ: 22420-29120, βπηθϊΙ: άΙΙΚο1@οίθΠθ1.9Γ. 

Κως, 5 Μαρτίου 2014 
Ο Πρόεδρος 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΑΚΚΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Αριθμ. 152 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων - κτιρί¬ 
ων» ΔΚ ΚΩ, προϋπολογισμού 54.995,86€ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δη¬ 
μοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που βρίσκεται Ρήγα Φε¬ 
ραίου 11 - 85300 Κως - Α' όροφος, την 24-3-2014 ημέρα 
Δευτέρα. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 12:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της διακήρυξης. Μαζί με την προσφο¬ 
ρά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που 
ανέρχεται στο πόσο 1.105,00 ευρώ. 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφο¬ 
ρών και για όσες αποστέλλονται ταχυδρομικά, είναι η 
Δευτέρα 24-3-2014 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που βρίσκεται Ρήγα 
Φεραίου 11 - 85300 Κως - Α' όροφος, Τηλ: 22420-29130, 
Ρ3Χ: 22420-29120, οπιαίΙ: άΙΐΚο1@οΙθη8ΐ.9Γ· 

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Γ ια την εκτέ¬ 
λεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/80, όπως ισχύουν, ενώ οι 
προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν 
τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν είκο¬ 
σι (120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, με χρέωση πέντε (5) 
ευρώ, όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να 
ζητηθούν από την Παρασκευή 14.3.2014 έως και την Πα¬ 
ρασκευή 21.3.2014, από τις 9:30 π.μ. έως και τις 12:30 μ.μ., 
στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, Ρήγα 
Φεραίου 11 - 85300 Κως - Α' όροφος, Ε.Πεταλάς, Τηλ: 
22420-29130, Ρεχ: 22420-29120, οπιαίΙ: 0 ΙΙΚο1@οΙθπθ1.9γ. 

Κως, 5 Μαρτίου 2014 
Ο Πρόεδρος 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΑΚΚΟΣ 
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